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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 632 

4 Οκτωβρίου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Το Υπουργείο, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διεύθυνση 
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημεί¬ 
ων, προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την ανάθεση 
του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑ¬ 
ΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ Ή ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΑΝΩ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, Π.Ε. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με προ¬ 
ϋπολογισμό 1550.000,00 €, εκ των οποίων 1.244.000,00 € 
για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα, και ανήκει 
στην κατηγορία έργων οικοδομικά. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους 
κ,λπ. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι 
από τις 07-10-2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο (2) εργασιακές ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας 
(δηλ. έως 31-10-2013), στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανα¬ 
στήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 
του ΥΠΠΟΑ (Αθήνα, Τζιραίων 8-10,1ος όροφος). 

Πληροφορίες: Χαρίκλεια Μάκα και Βασιλική Μέρμπεη, 
τηλ,: 210-3251.688 - 90. 

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς 
θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση 
πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. 
ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες 
τάξεις για έργα Οικοδομικά. 

Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου θα διατίθενται κατά την ίδια χρονική περίοδο από 
το φωτοτυπείο «σχήμα», Καλλαίσχρου 6, Μακρυγιάννη. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυ¬ 
τών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05-11-2013, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: α) ημεδαπές Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 


στην 2η, 3η, 4η εντός νομού ή 2ου επιλεγμένου νομού 
στην κατηγορία οικοδομικά, β) αλλοδαπές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους 
του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει 
στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. Οι διαγωνιζόμενοι, και σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, θα πρέπει 
να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισμού) οι ίδιοι εμπειρία 
σε έργα αποκατάστασης μνημείων Βυζαντινής - Μετα¬ 
βυζαντινής περιόδου, κατά την τελευταία πενταετία, 
συνολικού προϋπολογισμού ίσου τουλάχιστον με το 1/2 
αυτού του δημοπρατούμενου έργου ή να συνεργάζονται 
αποκλειστικά με ένα φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση 
που διαθέτει την εμπειρία αυτή. Η συνεργασία θα απο- 
δεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής 
συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο. Τ α ανωτέρω θα 
αποδεικνύονται με πίνακα εκτελεσθέντων έργων, που 
έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόμενο ή στον αποκλειστι¬ 
κά συνεργαζόμενο από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλους 
Δημόσιους Οργανισμούς ή Ν.Π.Ι.Δ, που θα συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία 
είναι αληθή, βεβαίωση περαίωσης για κάθε έργο και 
από αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του 
φορέα κατασκευής, σύμφωνα με τα έντυπα Α και Β 
της Εγκυκλίου 1/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθμ. πρωτ. Δ15/ 
οικ/23/24-1-99 (για τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., 
Δημόσιους Οργανισμούς), στο οποίο θα περιγράφεται 
το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλε¬ 
σης του και το ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμε- 
νου ή του συνεργαζόμενου στην εκτέλεση του και θα 
βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός 
των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Επισημαίνεται 
ότι, δηλούμενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα 
προαναφερθέντα στοιχεία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ17γ/245/2/ΦΝ440/2-9-2013 
απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., μετά από γνωμοδό¬ 
τηση του Συμβουλίου Δημοσίων'Εργων - Τμήμα Κατα¬ 
σκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων'Εργων του 
Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝ¬ 
ΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ευρώ (49.760,00 €) 
και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από 
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την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ- 
ΠΟΑ/ΔΑΒΜΜ, Τζιραίων 8-10, Αθήνα, 117.42. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες κατά 
τη διάταξη του άρθρου 24 §2 του Ν. 3669/08. 

6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ¬ 
ΤΗΤΑ” (ΕΠΑΝ II) του ΕΣΠΑ (2007-2013)» και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΥΠΠΟΑ, ΣΑ Ε0148 ΚΑΕ 2013ΣΕ01480041. 
Προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Το Υπουργείο, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διεύθυνση 
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημεί¬ 
ων, προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την ανάθεση 
του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βυζαντινών 
μνημείων Φαρακλού και Αγίου Νικολάου Βοίων Λα¬ 
κωνίας (Αϊ Στρατηγός, Αγ. Κων/νος και Ελένη, Αγιος 
Νίκων, πίσω Αϊ Γιώργης) Δήμου Μονεμβασίας, Π.Ε. 
Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», με προϋπο¬ 
λογισμό 650.000,00 €, εκ των οποίων 513.031,81 € για 
εργασίες με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, και ανήκει στην 
κατηγορία έργων οικοδομικά. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους 
κ.λπ. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι 
από τις 7-10-2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο (2) εργασιακές ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας 
(δηλ. έως 31-10-2013), στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανα¬ 
στήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 
του ΥΠΠΟΑ (Αθήνα, Τζιραίων 8-10,1ος όροφος). 

Πληροφορίες: Χαρίκλεια Μάκα και Βασιλική Μέρμπεη, 
τηλ· 210-3251.688 - 90. 

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς 
θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση 
πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. 
ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες 
τάξεις για έργα Οικοδομικά. 

Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου θα διατίθενται κατά την ίδια χρονική περίοδο από 
το φωτοτυπείο «σχήμα», Καλλαίσχρου 6, Μακρυγιάννη. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυ¬ 
τών με δαπάνες και φροντίδα τους (εκτιμώμενο κόστος 
90,00 €). 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05-11-2013, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: α) ημεδαπές Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, 
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι τάξεις 1η, 2η και 3η στην κατηγορία οικοδομικά, 


β) αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών 
της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη 
που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. 

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι χιλιάδων 
πεντακοσίων είκοσι ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών 
(20.521,27 €) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ- 
ΠΟΑ/ΔΑΒΜΜ, Τζιραίων 8-10, Αθήνα, 117.42. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες κατά 
τη διάταξη του άρθρου 24 § 2 του Ν. 3669/08. 

6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ¬ 
ΤΗΤΑ” (ΕΠΑΝ II) του ΕΣΠΑ (2007-2013)» και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΥΠΠΟΑ, ΣΑ Ε0148 ΚΑΕ 2013ΣΕ01480040. 
Προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη της Γ ενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ 

Αριθ. 2801 

Το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν και την ανά¬ 
γκη προμήθειας αλεύρων για το αρτοποιείο-ζαχαρο- 
πλαστείο του Καταστήματος, προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
σταθερή τιμή σε συνδυασμό με την περιεκτικότητα, 
για την Προμήθεια Αλεύρων προϋπολογισθείσας αξίας 
91.733,40€ (αξία αλεύρων 81.180,0€ + ΦΠΑ 10.553,40€ = 
91.733,40€) με σφραγισμένες προσφορές και σταθερές 
τιμές για όλο το χρονικό διάστημα από την ημερομη¬ 
νία κατακύρωσης του διαγωνισμού μέχρι 31-12-2014, με 
δικαίωμα παράτασης για 4 μήνες. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2013 ημέρα 
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 9-11 π.μ. στα γραφεία της 
Διεύθυνσης του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης 
Αγιάς Χανιών, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, και σύμ¬ 
φωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. 

Πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπηρεσία και 
από την αρμόδια υπάλληλο Μαυρεδάκη Ελπινίκη στο 
τηλέφωνο 28210.33744. 

Αγιά, 30 Σεπτεμβρίου 2013 

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΚΑΚΗ 
-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.) 

Αριθ. 260 036/9 204/οικ. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του υποέργου με τα κάτωθι στοιχεία: 
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Τίτλος Υποέργου Πράξης (με α/α 12): ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΡΟΗΣ 

Τίτλος Έργου - Πράξης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙ¬ 
ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν¬ 
δύσεων, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) 
«Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» και συγ- 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει¬ 
ακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). 

Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ): 201ΟΕΠ00180001. 

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 292398. 

Προϋπολογισμός Υποέργου: 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας 
Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (στην διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων και Δημ. 
Υψηλάντου 1 Πάτρα - Τ.Κ. 26110) μέχρι τις 06-11-2013, 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, και ώρα 15:00. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α. 

Πληροφορίες: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 



ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΦΑΞ -ΡΑΧ 

1 . 

2610-328 533 

Κορκόντζηλας Ιωάννης 

2610-329452 

2. 

2610-328 533 

Βασιλάκης Δημήτριος 



3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-11-2013, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι συνδυασμός (σύμφωνα το τελευταίο 
εδάφιο του άρθρου 4 του Ν. 3669/08) των κάτωθι συ¬ 
στημάτων: 

Ιον. Προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για 
κάθε ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογι¬ 
σμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
(%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 και 

2ον. Μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογι¬ 
στικών εργασιών, κατά το άρθρο 9 του Ν. 3669/08 σε 
έντυπο προσφοράς που χορηγείται από την Υπηρεσία. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 


στην ΤΑζΗ 

για έργα 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Ανεξαρτήτως 

Έδρας 

Με έδρα ή 
δεύτερο δηλούμενο 
Νομό τον 

Ν. Αχαϊας 

5η ή 6η 

5η ή 6η 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

3η ή 4η 

3η ή 4η ή 5η 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

3η ή 4η 

3η ή 4η ή 5η 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 

ΛΟΓΙΚΩΝ 


β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 


μενο και υποβάλουν τα οριζόμενα στην Διακήρυξη του 
έργου (σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 3669/08). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 434.570,05 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον για ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ, από την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή ισχύ εγγυ¬ 
ητικής επιστολής τουλάχιστον μέχρι και τις 12/11/2014. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) 
ΜΗΝΕΣ. 

6. Προκαταβολή θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. 

8. Προκήρυξη της σύμβασης έχει αναρτηθεί στο Συ¬ 
μπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 20/09/2012 με Ο: 2013-127942. 

Εγκρίθηκε: Με την υπ’ αριθμ. 818/2013 (Ορθή Επα¬ 
νάληψη) (Α.Δ.Α.: ΒΛ9Ι7Λ6-ΨΜΚ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Δ.Ε. 

Πάτρα, 2 Οκτωβρίου 2013 
Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

Αριθ. οικ. 110635/4246 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 

«ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΑΜΦΙΣ¬ 
ΣΑΣ ΘΕΣΗ ΑΗ ΛΙΩΣΑ» με προϋπολογισμό 50.000,00 
ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 5108,09 
ευρώ (12,75 %) 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 34965,09 
ευρώ (87,25 %) 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας της 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, της Π.Ε. Φωκίδας οδός Γι- 
δογιάννου 31 ΑΜΦΙΣΣΑ, 2ος όροφος μέχρι 24-10-2013. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2265350-562 και 2265350- 
560, ΡΑΧ επικοινωνίας 2265350-565, αρμόδιοι υπάλληλοι 
για επικοινωνία Μαρία Φαροπούλου και Α. Σεγδιτσας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-10-2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα ΙΟπ.μ. (λήξη επιδόσεως - παραλαβής προ¬ 
σφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 5 του 
ν.3669/2008. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την 
ανωτέρω ημερομηνία θα επαναληφθεί σε νέα ημερομη¬ 
νία σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. 
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4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 

Α1 και άνω στην κατηγορία οικοδομικά 

Α1 και άνω στην κατηγορία οδοποιίας 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής όπου θα απευθύνεται 
προς τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φωκίδας ύψους 802,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 7μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΚΑΠ 2013 ποσού 
50.000,00 ευρώ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεός Ελ¬ 
λάδας. 

Άμφισσα, 1 Οκτωβρίου 2013 

Η Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
Αριθ. 62618 

Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας διακηρύσσει 
ότι στις 15 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα 
13:00 μ.μ έως 13:30 μ.μ. ενώπιον της Οικονομικής Επι¬ 
τροπής του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, θα διε- 
ξαχθεί ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές για την ασφαλιστική κάλυ¬ 
ψη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου, 
την ασφάλιση για ζημιές από κάδους απορριμμάτων 
και την ασφάλιση των σχολικών συγκροτημάτων με 
εγκατάσταση φυσικού αερίου, για το χρονικό διάστη¬ 
μα από 01/11/2013 έως 31/12/2013 και από 01/01/2014 έως 
31/01/2014. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ασφα¬ 
λιστική κάλυψη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου, η ασφάλιση για ζημιές από κάδους απορριμμά¬ 
των και η ασφάλιση των σχολικών συγκροτημάτων με 
εγκατάσταση φυσικού αερίου, θα ανέλθει στο ποσό 
των 176.050,00 ευρώ. 

Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα κατανεμηθεί ως ακο¬ 
λούθως: 

Α) Για το χρονικό διάστημα από 01/11/2013 έως 
31/12/2013, αντιστοιχεί ποσό 25.150,00 ευρώ. 

Β) Για το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 
31/12/2014, αντιστοιχεί ποσό 150.900,00 ευρώ, 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κάτωθι 
κωδικούς: 

Κ.Α. 10/6251.0001, 20/6255.0001, 10/6253.0001, 

20.6253.0001, 30.6253.0001, 35/6253.0001, 70/6253.0001 
του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογι¬ 
σμού του ΟικονομικούΈτους 2013 και τους αντίστοιχους 
κωδικούς του υπό κατάρτιση Δημοτικού Προϋπολογι¬ 
σμού του ΟικονομικούΈτους 2014. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου- 
Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3852/2010. 
Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένες από 
το κράτος Ασφαλιστικές εταιρείες ή εξουσιοδοτημένα 
πρακτορεία αυτών, που παρέχουν όλες τις προβλεπό- 
μενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των 
υποχρεώσεών τους. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συ¬ 
νολικού ποσού του προϋπολογισμού ήτοι 8.802,50 ευρώ. 

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμη¬ 
θειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 213-2074699. 

Κερατσίνι, 2 Οκτωβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Αριθ. 35513 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού Αττικής προκηρύσσει 
τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με συμπλήρωση 
τιμολογίου σε σφραγισμένες προσφορές και με κρι¬ 
τήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την 
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου- 
Χολαργού και ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα 
επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (420.917,39€) συ¬ 
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28-11-2013, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 
οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου ενώπιον της αρμοδίας 
επιτροπής του διαγωνισμού με ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών την 11.00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι δια¬ 
θέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
που προβλέπονται στη διακήρυξη. 

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και για ένα 
έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λά¬ 
βουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γ ραφείο Προμηθειών 
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2) μέχρι 
και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. 

Χολαργός, 1 Οκτωβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΔΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

Αριθ. 17221 

1. Ο Δήμος Δομοκού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ» με προϋπολογισμό 39.494,82 
ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%). ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
23.662,20 - ΓΕ και ΟΕ 4.259,20- ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 4.188,21 
και ΦΠΑ 7.385,21€. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός 
Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1 - Δομοκός, μέχρι τις 17/10/2013, 
ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα Ενοποιημένης Διακήρυξης τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2232350509 και 2232023381 
ΕΑΧ επικοινωνίας 2232023381, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία, Δ. Σμπιλίρη, Δ. Μπακοστέργιος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/10/2013, ημέρα 
Τρίτη ώρα 10:00' και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), σε περίπτωση που ο διαγωνισμός 
αποβεί άγονος για οποιοδήποτε λόγω η δημοπρασία 
του έργου του θέματος θα επαναληφθεί στις 29/10/2013 
την ίδια ώρα και στην ίδια θέση. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξης Α1, Α2, πρώτης τάξης καθώς και όσες 
επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 642,19 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ - 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ του Δήμου. Προκαταβολή δε 
θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Δομοκός, 2 Οκτωβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΡΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Αριθ. 2430 

Η Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας, ύστερα από την απόφαση 2429/02-10-2013 
με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για 
την εκτέλεση του Έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» προϋπολογισμού 120.000,00 
ευρώ με το ΦΠΑ, προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστη¬ 
μα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την εκτέλεση του 
παραπάνω Έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
29/10/2013 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών) στα Γ ραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων που έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός 
Κατσαντώνη 2). 


Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3669/08 γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ,, εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ και Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς 
ως προς τα κατώτερα όρια. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΑΣ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β 1 κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Η Εγγύηση για την συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορί¬ 
ζεται σε 1.960,00€, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης του Έργου που δημοπρατείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3669/08 και την ανάλογη 
στρογγύλευση. 

Το έργο προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ 
χρηματοδοτείται από τους Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Στε¬ 
ρεός Ελλάδας 2013 (ΠΔΕ ΣΑΕΠ066). 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Δ.Τ.Ε., οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τη¬ 
λέφωνο 2237352401, όπου και διατίθενται τα Συμβατικά 
Τεύχη Δημοπράτησης μέχρι και την Πέμπτη 24/10/2013. 

Καρπενήσι, 2 Οκτωβρίου 2013 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθ. 67301/4733 

Η Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσ- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


σει «Ανοικτό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», Προϋπολογισμού Μελέτης: Τριακοσίων 
Πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000 €). 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κλπ.) από τα Γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας, στην Τρί¬ 
πολη, οδός Ναυπλίου 50, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και δύο (2) ημερολ. ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι μέχρι 
και την 24-10-2013, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 2.30 μ.μ. 
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 - 610343, ΡΑΧ: 
2713-610342. Αρμόδιος υπάλληλος: Κυρίμη. 

3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 29-10-2013 ημέρα ΤΡΙ¬ 
ΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα 
Γραφεία της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας 
στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προ¬ 
σφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (σε ακέραιες 
μονάδες) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμο- 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

4. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις: 

• Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σαν κοιν/ 
ξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
ΥΠΕΧΩΔΕ εφ’ όσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων Α2 - 
1η και 2η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και στην 
3η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

• Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο και σε τάξη και σε κατηγορία αντίστοιχη με μια 
εκ των τάξεων Α2 - 1η και 2η του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και στην 
3η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5687,62 € και ισχύ 
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει 
να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Διεύ¬ 
θυνση ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΤΕΟ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Πρ/νη Αρχή (Δ/νση ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας) 

Τρίπολη, 30 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Διευθυντής 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ 

- ♦ - 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθ. 67297/4732 

Η Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας προκη¬ 


ρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έρ¬ 
γου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΜΑΥΡΙΚΙ - ΒΕΡΒΕΝΑ - ΔΟΛΙΑΝΑ». 

Προϋπολογισμού Μελέτης: Τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(300.000 €). 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, Τ ιμολόγιο, κ,λπ.) από τα Γ ραφεία της 
Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας, στην Τρί¬ 
πολη, οδός Ναυπλίου 50,όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες μέχρι και δύο (2) ημερολ. ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι μέχρι 
και την 24-10-2013, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 2.30 μ.μ. 
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 - 610343, ΡΑΧ: 
2713-610342. Αρμόδιος υπάλληλος Κυρίμη 

3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 29-10-2013 ημέρα ΤΡΙ¬ 
ΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα 
Γ ραφεία της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας 
στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προ¬ 
σφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (σε ακέραιες 
μονάδες) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 

4. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις: 

• Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σα κοιν/ 
ξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
ΥΠΕΧΩΔΕ εφ’ όσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων Α2 - 
1η και 2η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και στην 
3η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

• Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο και σε τάξη και σε κατηγορία αντίστοιχη με μια 
εκ των τάξεων Α2 - 1η και 2η του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και στην 
3η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4864,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει 
να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Διεύ¬ 
θυνση ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕΠ 
426. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελ/σου. 

Τρίπολη, 30 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Αριθ. 14606 

Ο Δήμος Αγιός διακηρύσσει ότι την 22η του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
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π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλί¬ 
δα» (επί της οδού Αγιάς - Μεταξοχωρίου), θα διεξαχθεί 
με ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
Ν. 3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, 
Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, 
Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97 κ.α., όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟ¬ 
ΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
Τ.Κ. ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΘΡΟΥ». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 2010ΣΕ08280000 και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ¬ 
ΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΘΡΟΥ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 2.937,23 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών. ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 76.815,05 ευρώ (δα¬ 
πάνη εργασιών. ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατη¬ 
γορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, με 
προϋπολογισμό 44.645,38 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα) και δ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ, με 
προϋπολογισμό 16.284,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 8/2012 (επι- 
καιροποιημένη) με θεώρηση από το Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, 
ανέρχεται στο ποσό των 140.681,65 ευρώ (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 175.890,00 ευρώ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από το Γ ραφείο της Οικο¬ 
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιός με την καταβολή 
30 ευρώ (Ταχ. Δ/νση: Κεντρική πλατεία Αγιός - Τ.Κ.: 400 
03, Τηλ. και Φαξ: 2494022811), μέχρι και τις 17/10/2013. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία Α1 τάξης για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξης για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΩΝ και Α1 τάξης για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξης για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη 
για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 


τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή σε 2.813,63 
ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Αγιός. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 
για διάστημα έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής. 

Οι εργολάβοι ΔημοσίωνΈργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα, καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες 
σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑ 082/8). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδο- 
χο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιός. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
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Δήμου Αγιός στο Δημαρχείο (Ταχ. Δ/νση: Καλυψώς Αλε- 
ξούλη 27, Αγιό -Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03), αρμόδιοι υπάλλη¬ 
λοι: Ντουλούλη Ε. και Μπαρτζώκα Αθ. (τηλ.: 2494350114- 
113, φαξ: 2494023783) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αγιά, 30 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Αριθ. 25407 

Ο Δήμος Ρεθύμνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρό¬ 
χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 
προσφορά η προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣ¬ 
ΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΗΜΑ¬ 
ΤΟΔΟΤΕΣ. 

Αξία προμηθευόμενων ειδών: 16.260,16 ευρώ. 

Δαπάνη Φ.Π.Α 23%: 3.739,84 ευρώ. 

Προϋπολογισμός: 20.000,00 ευρώ. 

Υπάρχουσα πίστωση 2013: 20.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης Λ. 
Σοφ. Βενιζέλου «Κτίριο Δελφίνι» ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής την 11η Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00-11:15 π.μ. (λήξη καταθέσεως προσφορών). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 2286/95 
(Όρια διαγωνισμών προμηθειών) καθώς και την υπ'αριθμ. 
11389/8-3-93 Υπ. Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και τις διατά¬ 
ξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε 
5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι: 1.000 ευρώ η 
οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρεθύμνου. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προ¬ 
μηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν 
εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην 
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και διαθέτουν τα υπό προμή¬ 
θεια είδη, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με 
οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. 

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να 
παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 


Πληροφορίες και τεύχη διακήρυξης δίδονται στα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρεθύμνης στη Δ/νση Λ. Σοφ. Βενιζέλου «Κτίριο Δελφίνι» 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28310 40014 αρμό¬ 
διος υπάλληλος Σπανουδάκης Αρης. 

Ρέθυμνο, 2 Οκτωβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

Αριθ. 18729 

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει πρόχειρο δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των παρακάτω 
εργασιών ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙ- 
ΚΕΡΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΡΙΚΕΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΡΑ¬ 
ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω ερ¬ 
γασίας, προϋπολογισμού 121.770,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 
15/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης ώρα 10:00 π.μ. 
με 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην 
Αργαλαστή. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί συμμετέχο- 
ντες που είναι εφοδιασμένοι, με όλες τις απαιτούμενες 
κατά περίπτωση εγκρίσεις και άδειες για την εκτέλεση 
των εργασιών ρυμούλκησης, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, αντίγραφα των οποίων θα υποβάλουν με 
την προσφορά τους καθώς και να διαθέτουν εγγυητική 
επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσό ίσο με 
το 2% της προϋπολογισμένης ενδεικτικής δαπάνης με 
το ΦΠΑ ήτοι 2435,40 ευρώ για την εγγύηση συμμετοχής 
στον διαγωνισμό. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπη¬ 
ρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλέφωνο: 23423055244). 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ 
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